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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 905 

6 Δεκεμβρίου 1994 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 12609 (ΦΟΡ) 2527 

Κανονισμός Προμηθειών του Κέντρου Τεχνολογίας και 
Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 
γανα». 

2. Του Ν. 1797/88 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ειδικότερα του άρ¬ 
θρου 11 παρ. 5, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 
38 του Ν. 2000/91. 

3. Την ανάγκη έγκρισης Κανονισμού Προμηθειών του 
Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων 
(ΚΤΕΣΚ). 

4. Την Κοινοτική Νομοθεσία περί Συμβάσεως Κρατικών 
Προμηθειών, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Προμηθειών του ΚΤΕΣΚ, ως 
ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Αρθρο 1 

Αντικείμενο Κανονισμού 

1. Προμήθειες που διενεργούνται για να καλύψουν τις 
λειτουργικές ή άλλες ανάγκες του ΚΤΕΣΚ. 

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορι¬ 
σμός των αρχών και διαδικασιών που διέπουν τις προμή¬ 
θειες του ΚΤΕΣΚ. 

2. Οι διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζονται: 

α) Στις προμήθεις υλικών, εφοδίων και εξοπλισμού που 
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και ανάπτυξη του 
ΚΤΕΣΚ. 

β) Στην παροχή υπηρεσιών προς το ΚΤΕΣΚ που έχουν 
άμεση σχέση με τα πιό πάνω προμηθευόμενα είδη, όπως 
παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης, συντήρησης, μεταφο¬ 
ράς και εκτελωνισμού των λειτουργιών κλπ. 

Αρθρο 2 

Έναρξη Διαδικασίας Προμήθειας 

1. Για την πραγματοποίηση κάθε προμήθειας ο ενδια¬ 
φερόμενος συμπληρώνει «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» στην 
οποία αναγράφονται: 


α. αριθμός αίτησης 
β. Στοιχεία αιτούντος 

γ. Έργο - Πρόγραμμα στο οποίο χρεώνεται η προμήθεια 
δ. Αιτιολογία και αντικείμενο προμήθειας 
ε. Προβλεπόμενη δαπάνη 

στ. Χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εκε- 
τελεστεί η προμήθεια 

ζ. Προτεινόμενες διαδικασίες προμήθειας με αιτιολογη¬ 
μένη άποψη. 

Αρθρο 3 

Τρόποι Προμήθειας 

1. Οι προμήθειες διενεργούνται είτε με διαγωνισμό είτε 
με απευθείας ανάθεση 

2. Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς, κλειστούς 
και πρόχειρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
Άρθρο 4 

Ανοικτός Διαγωνισμός 

1. Ανοικτός Διαγωνισμός είναι ο διαγωνισμός στον 
οποίο μπορεί να υποβάλλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμε¬ 
νος προμηθευτής ύστερα από δημοσίευση περίληψης της 
διακήρυξης στον Τύπο. 

2. Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται για προμήθειες 
που το ύψος τους είναι μεγαλύτερο των 250 χιλ. ΕΟυ κα¬ 
θώς και για προμήθειες για τις οποίες ο Γενικός Διευθυ¬ 
ντής κρίνει ότι πρέπει να δοθεί ευρεία δημοσιότητα. 

3. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να 
είναι σαφείς και πλήρεις. 

4. Η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α. Το αντικείμενο του διαγωνισμού 
β. Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές 

γ. Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης 
. δ. Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ζητήσουν από το ΚΤΕΣΚ τα σχετικά έγγραφα, 
το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την χορή¬ 
γηση των εγγράφων αυτών 
ε. Τις ημερομηνίες, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης, 
καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστεηπαι 
στ. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής 
ζ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και το χρόνο 
υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες προϋποθέ¬ 
σεις που τυχόν τίθενται 
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η. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και 
την κατακύρωση της προμήθειας 
θ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
από την αρμόδια Υπηρεσία, τη διεύθυνση στην οποία πρέ¬ 
πει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις 
οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί 
ι. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών 
ια. Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους 
οποίους συνεπάγεται οπωσδήποτε την απόρριψη της 
προσφοράς. 

Άρθρο 5 

Κλειστός Διαγωνισμός 

1. Στον κλειστό διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος προμη¬ 
θευτές των οποίων η επιλογή γίνεται από το μητρώο προ¬ 
μηθευτών του ΚΤΕΣΚ είτε από τον κατάλογο που καταρτί¬ 
ζεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
μέσω του τύπου. Για την επιλογή των προμηθευτών λαμ- 
βάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 14. 

2. Προκηρύσσεται κλειστός διαγωνισμός για προμή¬ 
θειες που το ύψος δαπάνης τους είναι ανώτερο των 60 
χιλ. και μικρότερο των 250 χιλ. ΕΟυ που ο Γενικός Διευθυ¬ 
ντής κρίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία 
αυτή. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να επιτρέπεται 
εκάστοτε η προκήρυξη κλειστού διαγωνισμού για προμή¬ 
θειες που το ύψος της δαπάνης τους είναι ανώτερο των 
250 χιλ. ΕΟυ. 

3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού, η πρό¬ 
σκληση των προεπιλεγέντων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 4, εκτός των στοι¬ 
χείων του εδαφίου δ. 

4. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η προκή¬ 
ρυξη κλειστού διαγωνισμού, ο Γ ενικός Διευθυντής δύναται 
να αποφασίζει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού. 

Άρθρο 6 

Πρόχειρος Διαγωνισμός 

1. Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνο¬ 
πτική διαδικασία και που δεν απαιτείται προκήρυξη αλλά η 
συγκέντρωση τριών τουλάχιστον προσφορών με βάση σα¬ 
φείς τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους. 

2. Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται για προμήθειες 
που το ύψος της δαπάνης τους είναι ανώτερο των 8 χιλ. 
και δεν υπερβαίνει τις 60 χιλ. ΕΟί). 

3. Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται όταν ο Γενικός 
Διευθυντής με αιτιολογημένη απόφασή του και μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ. κρίνει τη διενέρ¬ 
γεια του διαγωνισμού αυτού απαραίτητη και έως το ποσόν 
των 100 χιλ. ΕΟΙ). 

Άρθρο 7 

Απευθείας Ανάθεση 

1. Απευθείας ανάθεση επιτρέπεται μετά από απόφαση 
του Γ ενικού Διευθυντή για προμήθειες έως 8 χιλ. ΕΟυ. 

2. Απευθείας ανάθεση επιτρέπεται και στις παρακάτω 
περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή, σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ. και 
ενημέρωση του Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη της ανάθεσης 
συνεδρία. 

α) Αν κατά τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού δεν υπο¬ 
βλήθηκε προσφορά, ή αν οι προσφορές που υποβλήθηκαν 
σε ανοιχτό ή κλειστό διαγωνισμό κρίθηκαν απαράδεκτες, 


εφόσον οι αρχικοί όροι τις διακήρυξης δεν ματαβάλλονται 
ουσιωδών. 

β) Όταν για τεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζο¬ 
νται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, 
τα προς προμήθεια υλικά κατασκευάζονται ή παραδίδο- 
νται μόνο από ορισμένο προμηθευτή. 

γ) Όταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκο¬ 
πούς έρευνας πειραμάτων, μελετών και προτύπων εφαρ¬ 
μογής. 

δ) Όταν το πλαίσιο ερευνητικών κατασκευών, κριθεί 
σκόπιμο ότι τα προϊόντα που παράγονται σε πειραματικό 
στάδιο πρέπει να ανατεθούν στις συμμετέχουσες στην 
πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις. 

ε) Οταν για λόγους αιτιολογημένης πλήρως επείγουσας 
ανάγκης, που οφείλεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις, 
δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προ- 
βλέπονται στις διατάξεις του κανονισμού αυτού. 

στ) Γ ια συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό 
προμηθευτή και για ποσόν έως 50% της αρχικής προμή¬ 
θειας εφόσον η αλλαγή που θα υποχρέωνε το ΚΤΕΣΚ να 
αγοράσει υλικά με διαφορετικό τεχνικά χαρακτηριστικά 
που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλο¬ 
γες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη 
λειτουργία ή στη συντήρησή τους. 

ζ) Όταν η προμήθεια κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί σε 
εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια νομικά πρόσωπα 
και μέχρι ποσού 60 χιλ. ΕΟυ. 

Άρθρο 8 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τε¬ 
χνική προδιαγραφή που συντάσσει ο Υπεύθυνος Έργου 
και εγκρίνει ο αρμόδιος Δ/ντής. Δεν επιτρέπεται η ανα- 
ΥΡαφή όρων που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης 
κατασκευής και εργοστασίου. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
θα περιλαμβάνουν αν απαιτείται τις μεθόδους ποιοτικού 
ελέγχου κατά την παραλαβή. 

Άρθρο 9 

Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών 

1. Σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών πλην των δι’ απ’ 
ευθείας αναθέσεως, συστήνεται τριμελής τουλάχιστον 
επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

α) Υπεύθυνο Έργου 

β) Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών 
γ) Υπεύθυνο Προμηθειών 

2. Στις περιπτώσεις διαγωνισμών που το ύψος της δα¬ 
πάνης υπερβαίνει τα 40 χιλ. ΕΟυ, στην ως άνω τριμελή 
επιτροπή προστίθεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύ¬ 
θυνσης ή και ο Υπεύθυνος του Προγράμματος. 

3. Ο Γ ενικός Διευθυντής κατά την κρίση του δύναται να 
προσθέσει επιπλέον μέχρι 3 μέλη στην επιτροπή της πα¬ 
ραγράφου 1. 

4. Το πόρισμα της εν λόγω επιτροπής υποβάλλεται στον 
Γ ενικό Διευθυντή. 

Άρθρο 10 

Κατακύρωση Διαγωνισμού 

Αρμόδια όργανα για την κατακύρωση των διαγωνισμών 
είναι: 

α) Το Δ.Σ. για προμήθειες τουλάχιστον άνω των 40 χιλ. 
ΕΟυ μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. 

β) Στις περιπτώσεις που χρειάζεται έγκριση του Δ.Σ. και 
συντρέχουν ειδικοί λόγοι που απαιτούν ταχύτητα διεκπε- 
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ραίωσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να ορίσει 3μελή 
επιτροπή από μέλη του Δ.Σ., μετά από σχετική πρόταση 
του Γενικού Διευθυντή, η οποία μπορεί να κατακυρώσει 
με ομόφωνη απόφασή της το αποτέλεσμα του διαγωνι¬ 
σμού. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επό¬ 
μενη συνεδρία του Δ.Σ. 

γ) Ο Γενικός Διευθυντής για προμήθειες μέχρι 40 χιλ. 
ΕΟυ μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 9. 

δ) Γ ια προμήθεια από 2.000 ΕΟυ έως 8.000 ΕΟυ ο Γενι¬ 
κός Διευθυντής δύναται με απόφαση του να εκχωρεί την 
αρμοδιότητα έγκρισης ή προμήθειας με απευθείας ανά¬ 
θεση στον Υπεύθυνο Προγράμματος. 

ε) Γ ια προμήθειες δαπάνης έως 2.000 ΕΟυ ο Γενικός 
Διευθυντής δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρ¬ 
μοδιότητα έγκρισης ή προμήθειας με απευθείας ανάθεση 
στον Υπεύθυνο Έργου. 

Αρθρο 11 

Κανόνες Δημοσιότητας 

1. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, το ΚΤΕΣΚ 
μεριμνά για ευρεία δημοσιότητα της σχετικής διακήρυξης 
και ειδικότερα: 

α. Με τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοι¬ 
χείων της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιός εφη¬ 
μερίδες του Αθηναϊκού τύπου. Γ ια προμήθειες μεγαλύτε¬ 
ρες των 250.000 ΕΟυ, δημοσιεύεται η διακήρυξη και στην 
Εφημερίδα των Ε.Κ. 

β. ΜΕ τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής 
της. 

2. Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης στον τύπο, βαρύνει τους φορείς που εκτελούν τις 
προμήθειες. 

3. Ολα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση 
που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με το 
διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί. 

4. Εφ’ όσον οι υπεύθυνοι προγράμματος το κρίνουν, 
λόγω ειδικών συνθηκών, αναγκαίο, μπορεί να εφαρμόζε¬ 
ται η ως άνω διαδικασία και σε κλειστούς διαγωνι¬ 
σμούς. 

5. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής χρηματοδότησης από 
την ΕΟΚ η δημοσίευση της διακήρυξης λαμβάνει χώρα 
σύμφωνα και με τις οδηγίες της ΕΟΚ. 

Αρθρο 12 
Γλώσσα 

1. Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια 
του διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτές συντάσσονται 
τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Από την διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή 
των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς σε άλλη γλώσσα. 

Αρθρο 13 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τα απαιτούμενα προ¬ 
σόντα που ορίζει η διακήρυξη. 

Αρθρο 14 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για 
συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς 

1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να 
υποβάλουν προσφορές και προκειμένου να διαπιστωθεί η 


φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους ή 
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερη κατάστασή 
τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα: 

α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχεί¬ 
ρησης 

β. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρε¬ 
σία 

γ. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης 
δ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέ¬ 
τει η επιχείρηση 

ε. Η ποιότητα των προσφερομένων προϊόντ ων ή υπηρε¬ 
σιών 

στ. Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο 
θα αναφέρεται στην διακήρυξη 
2. Κατά την διαδικασία επιλογής των προμηθευτών, η 
Υπηρεσία έχει την ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήποτε κατά 
την κρίση της δικαιολογητικά είτε από αυτά που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός της εγγύησης συμ¬ 
μετοχής, είτε ότι άλλο κρίνει σκόπιμο. 

Αρθρο 15 
Προθεσμίες 

1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς 
α. Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγω¬ 
νισμού δεν πρέεπι να είναι μικρότερη των 36 ημερών από 
την ημερομηνία προκήρυξης, που ορίζεται εκείνη της τε¬ 
λευταίας δημοσιεύσεως στον ημερήσιο τύπο. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες και αντι¬ 
κειμενικοί λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρ¬ 
μοστη, τότε μπορεί να συντμηθεί με απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου στις είκοσι 
(20) ημέρες. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέ¬ 
πει να αξιολογηθούν το πολύ σε 35 ημέρες από την ημε¬ 
ρομηνία υποβολής των. 

β. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο δια¬ 
γωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε 
αυτούς, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη 
της σχετικής αίτησης, με ευθύνη του Γενικού Δ/ντή, ή της 
Δ/νσης η οποία πραγματοποιεί τη σχετική προμήθεια. 

γ. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, 
αυτές παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλ- 
λονται ή παραδίδονται έγκαιρα με ευθύνη του Γενικού Δ/ 
ντή ή της Δ/νσης η οποία πραγματοποιεί τη σχετική προ¬ 
μήθεια. 

2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς: 
α. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετο¬ 
χής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότερη 
των 21 ημερών από την ημερομηνία προκήρυξης που ορί¬ 
ζεται εκείνη της τελευταίας δημοσιεύσεως στον ημερήσιο 
τύπο εφ' όσον γίνει δημοσίευση είτε εκείνη της αποστο¬ 
λής εφ’ όσον δεν γίνει δημοσίευση. Για τον καθορισμό των 
προθεσμιών αυτών συνηπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευ¬ 
ταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθι¬ 
στούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να 
συντμηθεί με απόφαση του Γενικού Δ/ντή και σύμφωνη 
γνώμη του Προέδρου στις 12 ημέρες. 



8442 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


β. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υπο¬ 
βολή προσφοράς αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση ταυ¬ 
τόχρονα και με τους Ιδιους όρους. 

γ. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές με τη συγκεκριμένη προμήθεια, 
αυτές παρέχονται επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την ημερομηνία που έχει ορισθεΐ για την υποβολή των 
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλ- 
λονται ή παραδίδονται το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης με ευθύνη του 
Γενικού Δ/ντή ή της Διεύθυνσης που πραγματοποιεί την 
σχετική προμήθεια. 

3. Η ημερομηνία ή προθεσμία της υποβολής των αιτή¬ 
σεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή 
χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της δια¬ 
κήρυξης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη από¬ 
φαση του Γενικού Διευθυντή και σύμφωνη γνώμη του 
Προέδρου του Δ.Σ., το οποίο ενημερώνεται σχετικά στην 
αμέσως επόμενη συνεδρίασή του. 

Άρθρο 16 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, 
πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική 
διακήρυξη ή πρόσκληση. 

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια 
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

3. Στο φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφο¬ 
νται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα σε σφρα¬ 
γισμένο φάκελλο 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενερ¬ 
γεί την προμήθεια 

γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα 

4. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο 
όργανο ή η Επιτροπή ακόμα και αν το ίδιο είναι αρμόδιο και 
για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγ¬ 
χει τη συμμόρφωση των διγωνιζομένων ή των προσφορών 
τους προς του όρους της διακήρυξης. 

Άρθρο 17 

Προσφορές 

1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές 
υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο αντί¬ 
γραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 16 του παρόντος. Μέσα στο φάκελο προσφο¬ 
ράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοι¬ 
χεία και ειδικώτερα ως εξής: 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη 
χαμηλότερη μόνο τιμή, στο φάκελο προσφοράς τοποθε¬ 
τούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθε¬ 
τούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυ¬ 
ρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφο¬ 
ράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετη¬ 


θούν στον κυρίως φάκελο θα συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίου 
φακέλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσί- 
ματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προ¬ 
σφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι κα¬ 
θαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, 
το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 
τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυ¬ 
τήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν 
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους του όρους της διακήρυξης ή πρό¬ 
σκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 
ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν απο¬ 
δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς 
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης 
προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς, δεν είναι αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση ή τροποποίηση ή από¬ 
κρουση της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφο¬ 
ράς. 

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμό¬ 
διο όργανο, είτε ενώπιδν του, είτε ύστερα από έγγραφο 
της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργά¬ 
νου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις πομ δίνονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

6. Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύ¬ 
χθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σε περίπτωση που η 
διακήρυξη δεν δίνει τη δυνατότητα αυτή. 

Άρθρο 18 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του προμηθευ¬ 
τές σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επομένη της διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στη διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και το χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
ανωτέρω ή του προβλεπομένου από τη διακήρυξη είναι 
δυνατόν να απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, 
εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της 
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλε- 
πόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παρα¬ 
πάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προ¬ 
σφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνι¬ 
σμού. 

Άρθρο 19 

Ενστάσεις 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 
νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμη¬ 
θευτή σε αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για τη διενέρ¬ 
γεια του διαγωνισμού Υπηρεσία εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 

(1) Στον ανοιχτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονι¬ 
κού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέ- 
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χρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται 
από το αρμόδιο όργανο του ΚΤΕΣΚ και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμ¬ 
βάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φρο¬ 
ντίδα. 

(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που 
επιλέγησαν να υποβάλλουν προσφορά, μέσα στο μισό του 
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε 
αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. Γ ια τον καθορισμό της προθεσμίας αυ¬ 
τής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της 
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενεργείας του διαγωνι¬ 
σμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν. 

Στην περίπτωση αυτή οι ενστάσεις ασκούνται κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργά¬ 
σιμη ημέρα απο την ημερομηνία διενέργειάς του. Στην πε¬ 
ρίπτωση κλειστού διαγωνισμού ένσταση υποβάλλεται 
μόνο από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλλουν προ¬ 
σφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 
του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται είτε κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισμού είτε κατά την αξιολόγηση των αποτελε¬ 
σμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή διαγωνισμού. 
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνώμη του στο αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, το 
οποίο αποφαίνεται τελικά. 

γ. Κατά της αξιολόγησης των προσφορών 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών δύναται να επι¬ 
βληθούν ενστάσεις μέσα σε δύο ημέρες από την ανακοί¬ 
νωση του αποτελέσματος. Επί των ενστάσεων αυτών ει- 
σηγείται η Επιτροπή αξιολόγησης και αποφαίνεται το Δ.Σ. 
ή άλλο όργανο που έχει ορισθεί ή θα ορισθεί από αυτό. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλ¬ 
λους εκτός από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

Αρθρο 20 

Προσφερόμενη τιμή 

1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού 
δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατή¬ 
σεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το ΦΠΑ, για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλ¬ 
λαγμα δύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τη διακήρυξη. Οι 
τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας 
προέλευσης του υλικού σε δολλάρια ΗΠΑ ή στο νόμισμα 
που καθορίζεται σε εμπορική συμφωνία που υπάρχει με¬ 
ταξύ Ελλάδας και της χώρας προέλευσης. Το ΚΤΕΣΚ δεν 
υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της 
προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματο¬ 
ποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος 
προς τη χώρα προέλευσης. Με την ισχύουσα επίσημη τιμή 
πώλησης την ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού σε 
δραχμές του νομίσματος τούτου γίνεται η σύγκριση της 
προσφοράς, και η καταβολή του τιμήματος. 

3. Όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερό¬ 


μενη τιμή θα είναι σε δραχμές, προσφορά που δίδει τιμή 
σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Επίσης όταν από τη διακήρυξη καθορίζε¬ 
ται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, προ¬ 
σφορά για εγχώριο προϊόν θα δίδει τιμή σε δραχμές, δια¬ 
φορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς 
αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απρρρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφή¬ 
νεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για 
ολόκληρη την ποσότητα ομοειδών προϊόντων που προκη¬ 
ρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

’Αρθρο 21 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο 
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν απο¬ 
σφραγίζονται, αλλά παραδίδονται για επιστροφή, ως εκ¬ 
πρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω δια¬ 
δικασία: 

α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αφού αριθμηθούν οι κυρίως φά- 
κελλοι, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελλος καθώς και ο 
φάκελλος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιο- 
λογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο Φάκελ¬ 
λος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 
αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όρ¬ 
γανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να 
αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελλος αφού αριθμηθούν οι προσφορές καθώς και ο 
φάκελλος της τεχνικής προσφοράς, εάν προβλέπεται, μο- 
νογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όρ¬ 
γανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς κατά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά 
ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παρα¬ 
πάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπ- 
βάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγί¬ 
ζει. 

3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περί¬ 
πτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε 
του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλή¬ 
θηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκ¬ 
προσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο με βάση 
πίνακα που τους έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέ¬ 
λεση της προμήθειας υπηρεσία. Προσφορά που υποβλή¬ 
θηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον πα¬ 
ραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά 
παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή. 

4. Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχάντων στο δια¬ 
γωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν, στην 
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περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε με κριτήριο τη χαμη¬ 
λότερη μόνο τιμή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελλος 
του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους φακέλλους 
που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο του ΚΤΕΣΚ. Οι 
σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προ¬ 
σφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όρ¬ 
γανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση 
και όταν το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη 
μόνο τιμή, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα 
ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όρ¬ 
γανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για 
την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οι¬ 
κονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό 
και τοποθετούνται στο αρχείο προσφορών. 

Αρθρο 22 

Αξιολόγηση προσφορών 

Τα κριτήρια για την κατακύρωση της προμήθειας και την 
τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο χαμηλότερη τιμή ή 
συμφερότερη προσφορά) καθορίζονται στην εκάστοτε 
διακήρυξη και γίνονται από την Επιτροπή του άρθρου 9. 
Έργο της είναι η επεξεργασία των στοιχείων των προσφο¬ 
ρών, η αξιολόγησή τους και ο καθορισμός της σειράς μειο¬ 
δοσίας με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από τη δια¬ 
κήρυξη. Συντάσσεται δε από την ως άνω Επιτροπή πρα¬ 
κτικό αξιολόγησης. 

Αρθρο 23 

Κριτήρια Βαθμολογίας 

1. Οι προσφορές αξιολογούνται και κατατάσσονται σε 
σειρά, ανάλογα με τη βαθμολογία τους. 

2. Κάθε προσφορά βαθμολογείται για τους ακόλουθους 
τομείς ο καθένας από τους οποίους έχει και ειδικό συντε¬ 
λεστή επιρροής, καθώς και για όποιο άλλο κριτήριο ανα- 
φέρεται στη διακήρυξη. 

α. Εμπειρία του διαγωνιζόμενου και εμπειρία του κατα¬ 
σκευαστή του προϊόντος. 

β. Η σαφήνεια, πληρότητα καθώς και η προσέγγιση της 
προσφοράς στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές κα¬ 
θορίζονται στο αντίστοιχο τεύχος της τεχνικής έκθεσης 
και ποιοτικών στοιχείων. 

γ. Κάθε άλλο κριτήριο που τίθετια στη διακήρυξη. 

δ. Τιμή προσφοράς. 

Αρθρο 24 

Συνέχιση διαγωνισμού - Διαπραγματεύσεις με προμηθευ¬ 
τές 

1. Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το 
αποτέλεσμα και η προμήθεια κρίνεται επείγουσα, ο δια¬ 
γωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την προμήθεια νέων 
εγγράφων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, 
οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων 
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης υπό την 
προϋπόθεση καλύτερων οικονομικών προσφορών. 

2. Για τη συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση 
του Γ ενικού Δ/ντή ύστερα από γνωμοδότηση του αρμό¬ 
διου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνι¬ 


σμού οργάνου. Μέ την απόφαση αυτή καθορίζεται και η 
ημερομηνία και η ώρα της συνέχιστης του διαγωνισμού 
που γίνεται επώπιον του παραπάνω οργάνου. 

3. Διαπραγματεύσεις με διαγωνιζόμενους προμηθευτές 
γίνονται από την Επιτροπή του άρθρου 9 ή το όργανο κα¬ 
τακύρωσης ή εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, εφόσον 
κριθεί ότι υπάρχουν στοιχεία που συνηγορούν προς αυτό, 
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

3.1 Με το μειοδότη ή τους μειοδότες (σε περίπτωση 
ισοτιμίας) για τη βελτίωση της προσφοράς τους. 

3.2 Με τους άλλους διαγωνιζόμενους καί τη σειρά μειο¬ 
δοσίας, μόνο αν ο μειοδότης ανακαλέσει την προσφορά 
του ή αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσών του 

3.3 Με τους διαγωνιζόμενους, στην περίπτωση που κρί- 
νεται σκόπιμο για κατανομή της προμήθειας σε περισσό¬ 
τερους από έναν προμηθευτές. 

4. Μετά την κατακύρωση διαγωνισμού και εφόσον για 
οποιοδήποτε λόγο δεν υπογράφει ή εφόσον καταγγελθεί 
ή λυθεί η σύμβαση με τον μειοδότη, τότε μπορεί να /ίνεται 
διαπραγμάτευση, με εντολή του οργάνου κατακύρωσης, 
με τους άλλους διαγωνιζόμενους, κατά τη σειρά της μειο¬ 
δοσίας και εφόσον ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προ¬ 
σφορές τους. 

Άρθρο 25 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή 
ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α. Το είδος 
β. Την ποσότητα 
γ. Την τιμή 

δ. Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με 
τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυ¬ 
χόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων 
στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, όπου 
τούτο απαιτείται. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα 
στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη, 
ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συνα- 
φθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Ο προμηθευτής στον οποία κατακυρώθηκε ή ανατέ¬ 
θηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 
δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίη¬ 
σης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Άρθρο 26 

Συμβάσεις 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρ¬ 
τίζεται από το ΚΤΕΣΚ η σχετική σύμβαση που υπογράφε¬ 
ται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμή¬ 
θειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ. Τα προς προμήθεια προϊόντα και υπηρεσίες και την 
ποσότητα 
δ. Την τιμή 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 
καθώς και της ρήτρες καθυστερήσεων 
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στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

η. Τις προβλεπόμενές ρήτρες 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

ι. Τις παρεχόμενες από τον προμηθευτή εγγυήσεις 

ια. Τον τρόπο πληρωμής 

ιβ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήμα¬ 
τος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή 
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμέ¬ 
νου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, διακή¬ 
ρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατα¬ 
δήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από 
συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που 
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού υπολείπεται 
της συμβατικής κατά ένα μέρος που κρίνεται από το αρμό¬ 
διο όργανο ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η πο¬ 
σότητα που παραδόθηκε, διαπειστωθείσης της καλής λει¬ 
τουργίας. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, 
αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ- 
πτώεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν 
οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμ¬ 
βαση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
Αρθρο 27 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολι¬ 
κής προϋπολογεισθείσης δαπάνης εκτός αν ορίζεται με¬ 
γαλύτερο ποσοστό στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

β. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 
Μπορεί να ζητηθεί στην προμήθεια με απευθείας ανά¬ 
θεση. 

γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή 
στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επι- 
στρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύη¬ 
σης καλής εκτέλεσης και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθε¬ 
σης. 

δ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδί¬ 
δει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 
περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης 

2. Τον εκδότη 

3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

4. Τον αριθμό της εγγύησης 

5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

6. Την πλήρη επωνυμία, τη διεύθυνση του προμηθευτή 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Ότι η σχετική εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανε¬ 
πιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως. 

8. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα κατα¬ 
βληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη 


αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλής έγ¬ 
γραφης ειδοποίησης. 

9. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το πο¬ 
σόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσή¬ 
μου. 

10. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά 
τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητεί η διακή¬ 
ρυξη). 

11. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο του ΚΤΕΣΚ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει 
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

ε. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, 
κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδε¬ 
κτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Άρθρο 28 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η 
ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέ¬ 
λεσης των όρων της σύμβασης, τό ύψος της οποίας αντι¬ 
στοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς το ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακή¬ 
ρυξη ή πρόσκληση. 

β. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 

γ. Η εγγύηση κατατίθεται πρό ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

δ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδί¬ 
δει και τον τύπο που περιλαμβάνονται, πρέπει απαραίτητα 
να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης 

2. Τον εκδότη 

3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

4. Τον αριθμό εγγύησης 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προ¬ 
μήθεια υλικά. 

8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέ- 
σεως και διζήσεως. 

9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα κατα¬ 
βληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το 
ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτο¬ 
σήμου. 

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά 
το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρε- 
ούται να παραλάβει τα υλικά κατά δύο μήνες τουλάχι¬ 
στον. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο του ΚΤΕΣΚ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει 
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

13. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσο- 
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τική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλ¬ 
λόμενους και όχι νωρίτερα από 3 μήνες από την οριστική 
παραλαβή. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η 
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η 
εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από αίτηση 
των ενδιαφερομένων κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία 
του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρή¬ 
σεις ή υπάρχει εκπρόθεση παράδοση, η παραπάνω στα¬ 
διακή αποδεύσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση από 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκ¬ 
πρόθεσμου. 

Άρθρο 29 

Εγγύηση προκαταβολής 

α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέ- 
πεται από αυτήν χορηγείται στον προμηθευτή προκατα¬ 
βολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Υπέρβαση του παραπάνω ποσοστού 
επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΤΕΣΚ. Η 
προκαταβολή χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγυητι¬ 
κής επιστολής που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει 
και την καταβολή τόκων επί του ποσού της προκαταβολής, 
σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδο¬ 
σης. 

β. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδί¬ 
δει και τον τύπο που περιλαμβάνονται, πρέπει απαραίτητα 
να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης 

2. Τον εκδότη 

3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

4. Τον αριθμό εγγύησης 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση και με ρήτρα ότι κα¬ 
λύπτονται και οι τόκοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ¬ 
θρα 32 και 34 του Π.Δ. του 173/10/4/90 (ΦΕΚ 02/Α/9Ο) 

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προ¬ 
μήθεια αγαθά και υπηρεσίες. 

8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλα¬ 
κτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέ- 
σεως και διζήσεως. 

9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα κατα¬ 
βληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το 
ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτο¬ 
σήμου. 

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά δύο μήνες από τον συμβατικό χρόνο που 
με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παρα- 
λάβει τα υλικά. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο του ΚΤΕΣΚ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει 
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

γ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκ¬ 


καθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλό¬ 
μενους. Σε περίπτωση που το προμηθευτέο προϊόν είναι 
διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση 
τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά πο¬ 
σόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 
που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παρα¬ 
λαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεση 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδεύσμευση γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των παρα¬ 
τηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται 
εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγυητική επιστολή 
10% πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειρουργίας ή 
διατήρησης, η αξία της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. 
Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύη¬ 
σης πρέπει να είναι ένα έτος από την οριστική παραλαβή. 

5. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα 
αυτό να λειτουργούν στην Ελλάδα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Άρθρο 30 
Παραλαβή υλικών 

1. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται από την Επι¬ 
τροπή του άρθρου 9 που λειτουργεί ως επιτροπή παραλα¬ 
βής να παραστεί ο προμηθευτής, διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος, διαπιστούται δε η καλή λειτουργία. 
Εάν ο προμηθευτής δεν παραστεί, η επιτροπή παραλαβής 
διενεργεί μόνη της την παραλαβή. Ο ποιοτικός έλεγχος 
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ενεργεί- 
ται: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση 

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση 

γ. Με πρακτική δοκιμασία 

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους 
χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό και με 
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση 
της επιτροπής παραλαβής. 

2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μα¬ 
κροσκοπική εξέταση συντάσσεται από την επιτροπή πα¬ 
ραλαβής, οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) 
μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η 
σύμβαση προβλέπει εκτός από μακροσκοπική εξέταση και 
άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέ¬ 
ταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή 
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού 
ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο 
(παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των 
ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 
Επιτροπή Παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί 
και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλ¬ 
λου, τούτο συντάσσεται από την Επιτροπή, χωρίς να προη- 
γηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγματοληψίας. 

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής προβεί σε 
απορριπτική απόφαση, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 
τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται και τους όρους της 
σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει 
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αν το προσφερθέν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον 
κριθεί ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλλη¬ 
λότητα και η χρήση είναι δυνατή, μπορεί με απόφαση του 
Δ.Σ. μετά από πρόταση του Γενικού Δ/ντή να εγκριθεί η 
παραλαβή. Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η έγκριση 
μπορεί να γίνει από τν Επιτροπή και με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος β. 

Άρθρο 31 
Χρόνος παραλαβής 

1. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλ¬ 
λων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθορι¬ 
σμένο από τη σύμβαση χρόνο. 

2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μα¬ 
κροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενερ- 
γούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διε- 
νεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμα¬ 
στήρια), η συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε πε¬ 
ρίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκο¬ 
πική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από 
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο ΚΤΕΣΚ, ο σύμβατικός 
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματι¬ 
κής προσκόμισης χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρο¬ 
νικό διάστημα απο την αποστολή των δειγμάτων για 
έλεγχο μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου στην Επιτροπή. 

3. Εάν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτο¬ 
κόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλα¬ 
βής μέσα στο οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται 
ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια με βάση μόνο το 
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα προ- 
μηθευτέα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμ¬ 
φωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του ΚΤΕΣΚ εκ¬ 
δίδει δελτίο εισαγωγής και εγγραφής στα βιβλία της προ- 
κειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμη¬ 
θευτή. 

Άρθρο 32 

Ναύλωση - Ασφάλιση 

1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται 
με τον όρο παράδοσης ΡΟΒ-ΡΟΤ, η εκλογή του μεταφορι¬ 
κού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο 
προμηθευτής μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρε- 
ούται να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες οδηγίες 
σχετικά με τη μεταφορά. Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή 
του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς. 

α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους 
σταθμούς ή λιμάνια χωρίς ειδική έγκριση του αγοραστή. 

β. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπό- 
κειται στους όρους και συμφωνίες της ΟΙΆ33ΙΡΙΟΑΤΙΟΝ 
ΟΙΑΙΙ5Ε3. 

Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κα¬ 
τάστρωμα του πλοίου εκτός των περιπτώσεων εκείνων 
που δοθεί ειδική άδεια από τον αγοραστή. 

Τυχόν, επισφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν 
η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης ΟΙΡ. 

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται 
με όρο που η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και 


καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με 
τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, 
τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι 
οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους 
παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πο¬ 
λέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυ¬ 
τοί ορίζονται στις ρήτρες του Ινστιτούτου των ασφαλιστών 
του Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η 
λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς θα γίνεται 
σύμφωνα με τη ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (1Λ/ΑΒΕ- 
ΗΟΙΙ8Ε ΤΟ ννΑΒΕΗΟυβΕ) περιλαμβανομένης και της πα¬ 
ραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους 
ή άλλες αποθήκες ΤΠΑΝ5ΙΤΟ του τόπου προορισμού των 
υλικών για 45 ημέρες από την άφιξή τους. 

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία ΟΙΡ του εμπορεύματος 
πλέον 5%. 

Άρθρο 33 

Απόρριψη συμβατικών προϊόντων - αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέ- 
ρους της συμβατικής ποσότητας μπορεί με απόφαση του 
Δ.Σ. του ΚΤΕΣΚ να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη 
που να είναι σύμφωνη με τους όρους τη σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η έγκριση μπορεί να 
γίνει από την επιτροπή και με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 10 παράγραφος β. Η προθεσμία αυτή δεν μπο¬ 
ρεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατι¬ 
κού χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν 
είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευ¬ 
τής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν 
αντικαταστήσει τα προϊόντα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή κα¬ 
θορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της 
για την παραλαβή των απορριφθέντων προϊόντων. Εάν η 
παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημε¬ 
ρών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της 
αντίστοιχης συμβατικής αξίας. 

Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέ- 
ντα προϊόντα δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση πα¬ 
ράδοσης και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. 

Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των προ¬ 
ϊόντων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε 
δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την 
παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10%, επι¬ 
βάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση 
του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα προ¬ 
ϊόντα εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του 
ΚΤΕΣΚ, πέραν της επιβολής του προστίμου. 

Άρθρο 34 

Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην 
προθεσμία που έχει ορισθεί, να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τν κα- 
τακύρωση ή ανάθεση πυ έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δ.Σ. 
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Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η έγκριση μπορεί να γί¬ 
νει από την επιτροπή και με διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 10, παράγραφος β. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δι¬ 
καίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρ¬ 
τωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, 
μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που 
μπορεί να του έχει δοθεί. 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 

ο) Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το προμηθευτέο προ¬ 
ϊόν δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστά- 
θηξκε, με ευθύνη του ΚΤΕΣΚ. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου 
από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα 
παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγουμένη της ημερο¬ 
μηνίας διενέργειας του νέου διαγωνισμού που γίνεται σε 
βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικα¬ 
τάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με από¬ 
φαση του Δ.Σ. του ΚΤΕΣΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

ο κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής 
π καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση 

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προ¬ 
μηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που εί¬ 
χαν λαβε: μέρος οτο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απευ¬ 
θείας ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 
απευθείας αγορά. Κάθε άμεοη ή εμμεση προκαλούμενη 
ζημία του ΚΤΕΣΚ που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βά¬ 
ρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γί¬ 
νεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιεί¬ 
ται νέα προμήθε ια κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου πο¬ 
σού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση τουαρ- 
μόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συ¬ 
ναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή 
από τις προμήθειες του ΚΤΕΣΚ 

δ Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, 
είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κα¬ 
τάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγ¬ 
γύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται 
από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφα¬ 
σης κήρυξης ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώ¬ 
τατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τη ν 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

6. Σε περίπτωση που η προμήθεια σε βάρος έκπτωτου 
προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της 
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά πε¬ 
ρίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βά¬ 
ρος, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει 
από την τροποποίηση των σχετικών όρων, η τεχνικών προ¬ 
διαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογι¬ 
σμό ποσό. 


Αρθρο 35 

Ανωτέρα βία 

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύ¬ 
νει αυτόν που την επικαλείται. 

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υπο- 
χρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέ- 
βησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία 
τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. 

3. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανω¬ 
τέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοχεϊα, στε¬ 
ρείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέ¬ 
ρας βίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Αρθρο 36 
Επίλυση διαφορών 

1. Ο προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών. 

2. Στη διακήρυξη ή σύμβαση, μπορεί να ορίζεται για την 
επίλυση διαφορών, αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, η 
προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία. Οι αποφά¬ 
σεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλ¬ 
λόμενους. 

Άρθρο 37 

1. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

2. Η ισοτιμία ΕΟϋ με εθνικό νόμισμα είναι η τελευταία 
που δημοσιεύεται στην «Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων», κατά μήνα Ιανουάριο κάθε έτους 

3 . Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να 
προσφέρονται σε συνάλλαγμα, για τη σύγκριση των προ¬ 
σφορών και την καταβολή του τιμήματος μετατρέπονται 
σε δραχμές με βάση την ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης 
σε δραχμές του συναλλάγματος, κατά την ημέρα διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού. 

4. Με αποφάσεις του Δ.Σ. δύνανται να εξουσιοδοτού¬ 
νται άλλα των προβλεπομένων στον παρόντα Κανονισμό 
όργανα για τη λήψη αποφάσεων. 

5. Από την έναξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε 
άλλη απόφαση που αφορά διαδικασία προμηθειών του 
ΚΤΕΣΚ. 

Άρθρο 38 

Διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου σχετικές με τη ρύθ¬ 
μιση των Συμβάσεων Κρατικών Προμηθειών υπερισχύουν 
από τυχόν αντίθετες διατάξεις του παρόντος Κανονι¬ 
σμού. 

Άρθρο 39 

Από την εφαρμογή του παρόντος προκύπτει δαπάνη 
που βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΚΤΕΣΚ και η οποία 
δεν είναι δυνατόν να προσδισρισθεί επακριβώς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 1994 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 





8450 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 


Ταχ. Κώδικας : 

104 32 

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΕΙΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤ ΟΠ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00' 

ΡΑΧ 

5234312 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 

* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ : 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52 48 141 

'Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ 52.25.713 - 52.49.547 

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ,ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 



Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 

Η ετήσια συνδρομή είναι: 

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


α) Για το Τεύχος Α' Δρχ. 

15.000 

Δρχ. 

750 

β) 

» » » Β' 

» 

30.000 

» 

1.500 

Υ) 

» » » Γ' 

» 

10.000 

» 

500 

δ) 

» » » Δ' 

» 

30.000 

» 

1.500 

ε) 

» » » Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

20.000 

» 

1.000 

στ) 

» » » Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

10.000 

» 

500 

ζ) 

» » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

5.000 

» 

250 

η) 

» » » Δελτ. Εμπ.δι Βιομ. Ιδ. 

» 

10.000 

» 

500 

θ) 

» » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

3.000 

» 

150 

ι) 

» » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

200.000 

» 

10.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 

» 

100.000 

» 

5.000 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

















